ANEXA FDA - Criteriu de atribuire IV 2) CRITERII DE ATRIBUIRE / CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR IV 2 1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumera?i criteriile de atribuire în cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor în cazul concursului de solu?ii) Cel mai mic pret ? sau Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic X Evaluarea ofertelor Se va calcula punctajul fiecarei oferte prin cumularea punctelor acordate prin evaluarea urmatoarelor criterii: Factor de evaluare Punctaj I Punctaj financiar: Pretul ofertei 70 puncte II Punctaj tehnic: Caracteristici tehnice si functionale 30 puncte Punctajul final (Pfinal) acordat se va calcula dupa urmatoarea formula: Pfinal = Pfinanciar + Ptehnic I PUNCTAJ FINANCIAR Punctajul pentru pretul ofertei se acorda astfel: Punctajul maxim pentru pretul ofertei (Pfinanciar) este de 70 puncte si se obtine astfel: - pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor, se acorda punctajul maxim, alocat factorului de evaluare, respectiv 70 puncte; - pentru alt pret se calculeaza punctajul astfel: Pfinanciar = (pret minim/pret n) x 70 II PUNCTAJ TEHNIC Punctajul pentru caracteristici tehnice, functionale si de eficienta (durata de executie, perioada de garantie acordata) se acorda astfel: Punctajul tehnic (Ptehnic ) maxim este de 30 puncte si se acorda astfel: 1 Durata de executie a lucrarilor 25 puncte 2 Perioada de garantie de buna executie 5 puncte 1 Durata de executie a lucrarilor (exprimata în luni calendaristice) - 25 puncte Punctajul pentru factorul de evaluare "Durata de executie a lucrarilor" se acorda astfel: - a) pentru cea mai scazuta durata de executie se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 25 puncte; - b) pentru o durata "n" alta decat cea prevazuta la litera a) punctajul se calculeaza astfel: Punctaj pentru oferta n =durata minima/ durata "n" x 25 puncte Durata maxima de executie peste care oferta va fi considerata neconforma este de 10 luni Durata minima realista sub care nici o oferta nu va fi punctata suplimentar este de 5 luni 2 Perioada de garantie de buna executie a lucrarilor (exprimata în luni calendaristice) 5 puncte Punctajul pentru factorul de evaluare "Perioada de garantie de buna executie acordata lucrarilor" se acorda astfel: - a) pentru cea mai mare perioada de garantie de buna executie peste 24 de luni, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 5 puncte; - b) pentru o durata "n" alta decat cea prevazuta la litera a) punctajul se calculeaza astfel: Punctaj pentru oferta n =durata n/ durata maxima x 5 puncte Durata de garantie minim acceptata (sub care oferta va fi considerata neconforma) este de 24 de luni Durata de garantie maxima realista (conform normativelor de specialitate) peste care oferta nu va fi punctata suplimentar este de 60 de luni 